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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 11 

11 Ιανουάριου 2013 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

Αριθμ. 690/2013 

1. Ο Δήμος Πέλλας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
με σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και 
κατασκευή (άρθρο 8 Ν. 3669/08) και κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφο¬ 
ρά ,για την εκτέλεση του έργου: 

"Δίκτυο αναρρόφησης οικισμών Γαλατάδων, Καρυ- 
ώτισσας" προϋπολογισμού 6.044.220,00 € (με αναθεώ¬ 
ρηση και ΦΠΑ). Το έργο υπάγεται σε δυο περιπτώσεις 
κατηγοριών εργασιών: 

1η περίπτωση 

α) κατηγορία ΕΡΓΑ Η/Μ με προϋπολογισμό: 4.662.543,95 
€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) ή 

2η περίπτωση 

α) κατηγορία ΕΡΓΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό: 
2.227.767,34 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) 

β) ΕΡΓ Α Η/Μ με προϋπολογισμό: 2.434.776,61 € (χωρίς 
αναθεώρηση και ΦΠΑ) 

και αφορά πλήρως κατασκευασμένα και λειτουργικά 
εσωτερικά δίκτυα ακαθάρτων με αναρρόφηση για τους 
οικισμούς Καρυώτισσας και Γαλατάδων καθώς και δύο 
αντλιοστάσια με τον κατάλληλο εξοπλισμό. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την 
οικονομική προσφορά από το Δήμο Πέλλας, οδός Εθν. 
Αντιστάσεως 1 και X” Δημητρίου γωνία μέχρι και την 
Τετάρτη 20/02/2013. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χο¬ 
ρηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης 
ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για 
την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλ¬ 
λουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται 
σε 80 ΕΥΡΩ. Στην περίπτωση που επιθυμεί να παραλά- 
βει Οϋ με τα τεύχη σε ηλεκτρονική μορφή το κόστος 

1η περίπτωση: 


ανέρχεται στα 10 Ευρώ, ενώ αν προμηθευτούν τα τεύχη 
από το διαδίκτυο και παραλάβουν μόνο το έντυπο της 
προσφοράς το κόστος ανέρχεται στα 5 Ευρώ. 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού έχει αναρ- 
τηθεί στο διαδίκτυο στη σελίδα του Δήμου νννννν. 
ρίαηπίΙεα.ρΓ Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα 
Ενοποιημένης Διακήρυξης τύπου Α. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο επικοινωνίας: 2382350810, ΡΑΧ επικοινωνίας: 
2382029033, βητιαιΙ επικοινωνίας: ίοαηηίάουίδρίαηηίΙεα.ρΓ 
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ιωαννίδου Ζωή. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26/02/2013, ημέρα 
Τρίτη και ώρα ΙΟπ.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο 
Δημοτικό Κατάστημα Γιαννιτσών, οδός Εθν. Αντίστασης 
1 και Χατζηδημητρίου γωνία στα Γιαννιτσά ενώπιον της 
αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών. Η οικονομική προσφο¬ 
ρά θα υποβληθεί με το σύστημα κατ'αποκοπή εργολαβικό 
αντάλλαγμα σύμφωνα με το άρθρο 8 το Ν. 3669/08 και τη 
συμπλήρωση του προϋπολογισμού προσφοράς (αριθμητι- 
κώς) και τιμολογίου προσφοράς (ολογράφως και αριθμη- 
τικώς ) σε έντυπα σφραγισμένα που χορηγεί η υπηρεσία. 

4. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται 
σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες συμπεριλαμβανομένων της 
ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου, της θέσης σε 
αποδοτική λειτουργία και των δοκιμών ολοκλήρωσης και 
αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Επί πλέ¬ 
ον του ανωτέρω χρόνου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
να λειτουργεί δοκιμαστικά και να συντηρεί το έργο για 
δώδεκα (12) μήνες, έως την Οριστική Παραλαβή του έργου 

5. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε δέκα 
(10) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφο¬ 
ρών. 

6. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

• Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν: 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 
ΝΟΜΟΥ ΕΔΡΑΣ 

ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ 

Ή ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΝΟΜΟ 

Η/Μ ΕΡΓΑ 

4.662.543,95 

_4ης ή5ης_ 

_4ης ή 5ης_ 
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2η περίπτωση: 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 
ΝΟΜΟΥ ΕΔΡΑΣ 

ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ 
Ή ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΝΟΜΟ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ 

2.227.767,34 

3ης και άνω 

3ης άνω 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

2.434.776,61 

3ης ή 4ης 

3ης ή4ης ή 5ης 


β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
οπό κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγε¬ 
γραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

• Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ.7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

• Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου 
και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού 
του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό 
της μεγαλύτερης κατηγορίας. Τέτοιου είδους κοινοπραξίες μπορούν να υπάρξουν μόνο για τη 2η περίπτωση. 

• Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων: 

Μόνο για τη 2η περίπτωση: 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 
ΝΟΜΟΥ ΕΔΡΑΣ 

ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ Ή 
ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΝΟΜΟ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ 

2.227.767,34 

3ης ή 4ης 

3ης , 4ης ή 5ης 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟ- 
ΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

2.434.776,61 

3ης ή 4ης 

3ης, 4ης ή 5ης 


Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην 3η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 3669/08, (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας). (Μόνο για την 1η περίπτωση) 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
κατ' εφαρμογή της παρ. 9 του Ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία») Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με Μελετητές - Γραφεία Μελετών, τόσο για τη σύνταξη της Τε¬ 
χνικής Προσφοράς όσο και για την Οριστική Μελέτη - Μελέτη Εφαρμογής του Έργου. Η συνεργασία αυτή αφορά 
την Εργοληπτική Επιχείρηση, η οποία αμείβει τον Μελετητή, χωρίς να δεσμεύει σε τίποτα τον Κύριο του Έργου. 

Οι παραπάνω Μελετητές - Γραφεία Μελετών θα πρέπει να έχουν δυναμικό ανά κατηγορία μελέτης και ως 
σύνολο τουλάχιστον αντίστοιχο με αυτό των παρακάτω Ελληνικών μελετητικών γραφείων - μελετητών: 

• Ενός μελετητή - γραφείου μελετών με πτυχίο Β' τάξης και άνω στην κατηγορία Υδραυλικών Μελετών (Κα¬ 
τηγορία 13). 

• Ενός μελετητή - γραφείου μελετών με πτυχίο Β' τάξης και άνω στην κατηγορία Μηχανολογικών - Ηλεκτρο¬ 
λογιών Μελετών (Κατηγορία 9). 

Τα Ελληνικά μελετητικά γραφεία - μελετητές θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίων αντίστοιχων κατηγοριών & 
τάξεων Στην περίπτωση αλλοδαπών επιχειρήσεων (διαγωνιζόμενων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ή Εξειδικευμέ- 
νων Επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο διαγωνιζόμενο σχήμα) που διαθέτουν μελετητικά τμήματα, θα πρέπει 
να αποδεικνύεται ότι διαθέτουν το απαιτούμενο μελετητικό δυναμικό και είναι εγγεγραμμένο στα αντίστοιχα 
μητρώα της χώρας εγκατάστασης (αν υπάρχουν τέτοια) και σε κάθε περίπτωση ότι διαθέτει ισοδύναμη εμπειρία. 
Για την αντιστοιχία της εμπειρίας διευκρινίζεται ότι: 

• Για μελέτες Υδραυλικών Έργων τουλάχιστον 1 μελετητή δετούς εμπειρίας 

• Για μελέτες Μηχανολογικές - Ηλεκτρολογικές - Ηλεκτρονικές τουλάχιστον 1 μελετητή δετούς εμπειρίας 

Οι Μελετητές, δεν επιτρέπεται να συνεργάζονται με περισσότερους από ένα διαγωνιζόμενο. Επειδή όλες οι 
μελέτες που εκπονήθηκαν είναι διαθέσιμες στους διαγωνιζομένους κρίνεται ότι δεν υφίστανται οι περιορισμοί 
που αναφέρονται στην εγκύκλιο Ε.29/2006 παρ. Γ.1 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
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8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 93.251,00 Ευρώ 
(2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης χωρίς αναθεώ¬ 
ρηση και Φ.Π.Α.) και ισχύς 11 μηνών από την ημερομηνία 
δημοπράτησης (άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του ΠΔ 609/85) 
όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 4 
παρ.12 του ν. 3481/06). 

9. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ε.Π. «Πε¬ 
ριβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (αριθ. εντ. έργου 171078/31- 
08-2011). Η εξειδικευμένη πίστωση είναι 4.914.000,00 € με 
χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ - ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013. 

10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Προϊσταμένη αρχή. 

11. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημο¬ 
πρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί 
μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργη- 


θεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της 
η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΦΑΞ, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερο¬ 
μηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την 
ίδια ώρα (10:00 π.μ.). 

12. Η ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προ¬ 
κήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι¬ 
νοτήτων είναι η 27-12-2012 

Όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 210/2012 απόφα¬ 
ση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πέλλας και 
διορθώθηκε με τις υπ’ αριθμών 215/2012, 271/2012 και 
325/2012 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Πέλλας. 

Ο Δήμαρχος 

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΣΩΤ. ΣΤΑΜΚΟΣ 


-*- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

Αριθμ. 691/2013 

1. Ο Δήμος Πέλλας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και 
κατασκευή (άρθρο 8 Ν. 3669/08) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ¬ 
σφορά , για την εκτέλεση του έργου: 

"Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων δημοτικής ενότητας Μ. Αλεξάνδρου" προϋπολογισμού 
3.231.210,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). Το έργο έχει τις εξής κατηγορίες εργασιών: 

• ΕΡΓΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό: 1.124.138,80 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) 

• ΕΡΓ Α Η/Μ με προϋπολογισμό: 946.964,75 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) 

• ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με προϋπολογισμό: 305.472,50 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) 

και αφορά την κατασκευή ΕΕΛ για την εξυπηρέτηση των οικισμών Γαλατάδων και Καρυώτισσας του Δήμου Πέλλας. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την οικονομική προσφορά από το Δήμο Πέλλας, οδός Εθν. Αντιστάσεως 
1 και X” Δημητρίου γωνία μέχρι και την Τετάρτη 13/02 /2013. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο 
εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Γ ια την παραλαβή των τευχών, 
οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 80 ΕΥΡΩ. Στην περίπτωση που 
επιθυμεί να παραλάβει ΟΩ με τα τεύχη σε ηλεκτρονική μορφή το κόστος ανέρχεται στα 10 Ευρώ, ενώ αν προμηθευ¬ 
τούν τα τεύχη από το διαδίκτυο και παραλάβουν μόνο το έντυπο της προσφοράς το κόστος ανέρχεται στα 5 Ευρώ. 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στη σελίδα του Δήμου νννννν.ρίαηηίίεα.ρΓ. 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα Ενοποιημένης 
Διακήρυξης τύπου Α. Πληροφορίες στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 2382350810, ΡΑΧ επικοινωνίας: 2382029033, οπιαίΙ 
επικοινωνίας: ίθ3ηηίάου@9ί3ηηίΐ33.ς|ΐ' αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ιωαννίδου Ζωή. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19/02/2013 , ημέρα Τρίτη και ώρα ΙΟπ.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο 
Δημοτικό Κατάστημα Γιαννιτσών, οδός Εθν. Αντίστασης 1 και Χατζηδημητρίου γωνία στα Γιαννιτσά ενώπιον της 
αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών. Η οικονομική προσφορά θα υποβληθεί με το σύστημα κατ' αποκοπή εργολαβικό 
αντάλλαγμα σύμφωνα με το άρθρο 8 το Ν. 3669/08 και τη συμπλήρωση του προϋπολογισμού προσφοράς (αριθμη- 
τικώς) και τιμολογίου προσφοράς (ολογράφως και αριθμητικώς) σε έντυπα σφραγισμένα που χορηγεί η υπηρεσία. 

4. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες συμπεριλαμβανομένων της ολο¬ 
κλήρωσης των εργασιών του έργου, της θέσης σε αποδοτική λειτουργία και των δοκιμών ολοκλήρωσης και αρχίζει 
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Επί πλέον του ανωτέρω χρόνου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
συντηρεί τα έργα για δεκαπέντε (15) μήνες (εγγύηση), έως την Οριστική Παραλαβή του έργου. 

5. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

6. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

• Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν: 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 
ΝΟΜΟΥ ΕΔΡΑΣ 

ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ 
Ή ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΝΟΜΟ 

ΕΡΓΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

1.124.138,80 

2η, 3η 

2η,3η,4η 

Η/Μ ΕΡΓΑ 

946.964,75 

2η και άνω 

2η και άνω 

ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

305.472,50 

1η και άνω 

1η και άνω 
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β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
οπό κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγε¬ 
γραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

• Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ.7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
(με Γ.Ε. & Ε,Ο, και απρόβλεπτα) 

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 



ΓΕΝΙΚΑ 

ΜΕ ΕΔΡΑ Ή ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΔΗΛΩΜΕΝΟ Ν. ΠΕΛΛΑΣ 

ΕΡΓΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

1.124.138,80 

2η, 3η 

2η, 3η, 4η 

Η/Μ ΕΡΓΑ 

946.964,75 

2η, 3η 

2η, 3η, 4η 

ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

305.472,50 

1η, 2η 

1η, 2η , 3η 


• Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προ¬ 
ϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον 
προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

• Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων: 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΝΟΜΟΥ 
ΕΔΡΑΣ 

ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ 
Ή ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΝΟΜΟ 

ΕΡΓΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

1.124.138,80 

2η,3η 

2η,3η,4η 

Η/Μ ΕΡΓΑ 

946.964,75 

2η,3η 

2η,3η,4η 

ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

305.472,50 

1η,2η 

1η,2η,3η 


Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α2 τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΕΡΓΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 3669/08, (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
κατ' εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία» τα υδραυλικά έργα). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με Μελετητές - Γραφεία Μελετών, τόσο για τη σύνταξη της Τε¬ 
χνικής Προσφοράς όσο και για την Οριστική Μελέτη - Μελέτη Εφαρμογής του Έργου. Η συνεργασία αυτή αφορά 
την Εργοληπτική Επιχείρηση, η οποία αμείβει τον Μελετητή, χωρίς να δεσμεύει σε τίποτα τον Κύριο του Έργου. 

Οι παραπάνω Μελετητές - Γραφεία Μελετών θα πρέπει να έχουν δυναμικό ανά κατηγορία μελέτης και ως 
σύνολο τουλάχιστον αντίστοιχο με αυτό των παρακάτω Ελληνικών μελετητικών γραφείων - μελετητών: 

• Ενός μελετητή - γραφείου μελετών με πτυχίο Β’ τάξης και άνω στην κατηγορία Υδραυλικών Μελετών (Κα¬ 
τηγορία 13). 

• Ενός μελετητή - γραφείου μελετών με πτυχίο Β’ τάξης και άνω στην κατηγορία Μηχανολογικών-Ηλεκτρολο- 
γικών Μελετών (Κατηγορία 9). 

• Ενός μελετητή - γραφείου μελετών με πτυχίο Β’ τάξης και άνω στην κατηγορία Χημικών Μελετών (Κατηγορία 
17 ή 18). 

• Ενός μελετητή - γραφείου μελετών με πτυχίο Β’ τάξης και άνω στην κατηγορία Στατικών Μελετών (Κατη¬ 
γορία 8). 

Τα Ελληνικά μελετητικά γραφεία - μελετητές θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίων αντίστοιχων κατηγοριών & 
τάξεων Στην περίπτωση αλλοδαπών επιχειρήσεων (διαγωνιζόμενων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ή Εξειδικευμέ- 
νων Επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο διαγωνιζόμενο σχήμα) που διαθέτουν μελετητικά τμήματα, θα πρέπει 
να αποδεικνύεται ότι διαθέτουν το απαιτούμενο μελετητικό δυναμικό και είναι εγγεγραμμένο στα αντίστοιχα 
μητρώα της χώρας εγκατάστασης (αν υπάρχουν τέτοια) και σε κάθε περίπτωση ότι διαθέτει ισοδύναμη εμπειρία. 
Για την αντιστοιχία της εμπειρίας διευκρινίζεται ότι: 
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• Για μελέτες Υδραυλικών Έργων τουλάχιστον 1 με¬ 
λετητή δετούς εμπειρίας 

• Για μελέτες Μηχανολογικές - Ηλεκτρολογικές - Ηλε¬ 
κτρονικές τουλάχιστον 1 μελετητή δετούς εμπειρίας 

• Για μελέτες Χημικές τουλάχιστο 1 μελετητή δετούς 
εμπειρίας 

• Για μελέτες Στατικές τουλάχιστο 1 μελετητή δετούς 
εμπειρίας. 

Οι Μελετητές, δεν επιτρέπεται να συνεργάζονται με 
περισσότερους από ένα διαγωνιζόμενο. Επειδή όλες 
οι μελέτες που εκπονήθηκαν είναι διαθέσιμες στους 
διαγωνιζομένους κρίνεται ότι δεν υφίστανται οι περιο¬ 
ρισμοί που αναφέρονται στην εγκύκλιο Ε.29/2006 παρ. 
Γ.1 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

δ. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 50.034,00 Ευρώ 
(2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης χωρίς αναθεώ¬ 
ρηση και Φ.Π.Α.) και ισχύς 11 μηνών από την ημερομηνία 
δημοπράτησης (άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του ΠΔ 609/35) 
όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 4 
παρ. 12 του ν. 34δ1/06) . 

9. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ε.Π. «Πε¬ 
ριβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (αριθ. εντ. έργου 171073/31- 
08-2011). Η εξειδικευμένη πίστωση είναι 2.627.000,00 € με 
χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ - ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013. 

10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Προϊσταμένη αρχή. 

11. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημο¬ 
πρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί 
μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργη- 
θεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της 
η Προί'σταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΦΑΞ, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερο¬ 
μηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την 
ίδια ώρα (10:00 π.μ.). 

12. Η ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προ¬ 
κήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι¬ 
νοτήτων είναι η 27-12-2012. 

Όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 203/2012 απόφα¬ 
ση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πέλλας και 
διορθώθηκε με τις υπ’ αριθμών 215/2012, 272/2012 και 
325/2012 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Πέλλας 

Ο Δήμαρχος 

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΣΩΤ. ΣΤΑΜΚΟΣ 

- ♦ - 

(3) 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
Αριθμ. 437 

Ο Δήμος Χαϊδαρίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι¬ 
σμό για την ανάθεση του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ με προϋπολογισμό 
1.267.197,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλου¬ 
θες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, 
με προϋπολογισμό: 761.503,72 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών 
, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία: ΗΛΕΚΤΡΟ- 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ: με προϋπολογισμό: 227.677,56 ΕΥΡΩ 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας: Στρα¬ 


τάρχου Καραϊσκάκη 13δ και Επαύλεως 2 - Χαϊδάρι, μέχρι 
τις 31/01/2013. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2132047200, ΕΑΧ επικοι¬ 
νωνίας: 2105311902, Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Χαϊδαρίου. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05/02/2013, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 
για κάθε ομάδα τιμών του τιμολογίου του άρθρου 6 
του Ν. 3669/2003 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 

α) εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 2η, 3η, 4η τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. για 
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ εντός Νομού ή δεύτερου 
επιλεγμένου Νομού και στην Α2,1η και 2η τάξη του 
ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

β) Αλλοδαποί από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής'Ενω- 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορών (ΠΟΕ) 
εγγεγραμένοι στους επίσημους καταλόγους σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 
Σε κράτη που δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα¬ 
γνωρισμένων εργοληπτών συμμετέχουν εφ'όσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά 
και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

γ) Συμμετοχή Κοινοπραξίας Εργοληπτικών Επιχειρή¬ 
σεων (Αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) που είναι 
εγγεγραμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
που τηρείται στη Γενική Γραμματεία ΔημοσίωνΈργων 
του ΥΠΕΧΩΔΕ εφ' όσον ανήκουν στην 1η , 2η , 3η, 4η 
τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ , εντός Νομού 
ή δεύτερου επιλεγμένου Νομού και στην Α2,1η , 2η τάξη 
του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟ- 
ΓΙΚΑ με τις προϋποθέσεις του Ν. 1413/34 , άρθρο 16 παρ. 
41 και του Ν. 3669/2008 , άρθρο 16 παράγραφος 3 και 7. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 20.187,63 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον για 6 μήνες και 30 ημέρες, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι 6 μήνες. 

6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς 
πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013/Π.Δ.Ε.. 
Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής 
στον ανάδοχο σύμφωνα με το Ν. 4072/2012, άρθρο 242, 
(τροποποίηση διατάξεων ΕΣΠΑ - Ν. 3614/2007). 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή. 

Κατά τα λοιπά ως σχετική λεπτομερή Διακήρυξη του 
έργου. 

Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

1. Ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης προκηρύσσει ανοιχτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή 
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ανοικτού χώρου στάθμευσης στη θέση "Πλακούρα"», με 
προϋπολογισμό 153.700,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ), 129.900,05 
ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ και Αναθεώρηση). Το έργο συντίθεται 
από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 

α) κατηγορία Οδοποιίας, με προϋπολογισμό 91.752,74 
€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και απο¬ 
λογιστικά) και 

β) κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, με 
προϋπολογισμό 38.147,31 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα) 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λπ.) από Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Σύρου - Ερμούπολης, Πλ. Μιαούλη, 84100 ΣΥΡΟΣ Ερμού- 
πολη. Πληροφορίες κ. Διακοδημητρίου τηλ.: 22813 61005, 
Φαξ 22810 85475 μέχρι τις 24-01-2013, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10.00 π.μ. και για την παραλαβή τους οι ενδιαφερό¬ 
μενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που 
ανέρχεται σε είκοσι (20) ευρώ. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό 
ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β' (5η τροποποίηση 09/2008). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29-01-2013, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιη- 
μένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, του άρθρου 4, παρ. 4β 
του Νόμου 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ 609/1985. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε 
νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προ- 
ϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ 
πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις Α2 ή 1η (ανεξαρτήτως έδρας) ή 2η 
τάξη (με έδρα ή δηλωμένο ως δεύτερο νομό τον Νομό 
Κυκλάδων) στην κατηγορία Οδοποιίας και τάξεις Α1, Α2 
ή 1η (ανεξαρτήτως έδρας) στην κατηγορία Ηλεκτρομη- 
χανολογικών εγκαταστάσεων, β) αλλοδαποί διαγωνιζό- 
μενοι προερχόμενοι από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένοι σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. και γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι 
από ως ανωτέρω β" κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επί¬ 
σημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον 
αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει κατά την τελευταία 
πενταετία έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Επίσης κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
εγγεγραμμένων σιην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κα¬ 
τηγορίας Οδοποιίας, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 


του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας). 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής, η οποία ορίζεται στο 
ποσό των δυο χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα οκτώ 
ΕΥΡΩ (2.598€), έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού 
και απευθύνεται προς τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, στο πλαίσιο του Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙ- 
ΓΑΙΟΥ 2007-2013, Αξονας Προτεραιότητας 9 «Αειφόρος 
ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου». 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σύρου - Ερμού¬ 
πολης. 

8. Η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίζεται 
σε τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες. 

9. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανά- 
δοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του 
Ν.3669/2008 

Ερμούπολη, 4 Ιανουάριου 2013 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ 

- ♦ - 

(5) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Αριθμ. 10002 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προκηρύσσει ανοικτή διαδι¬ 
κασία επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με 
τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» με προ¬ 
ϋπολογισμό 162.601,63 € + ΦΠΑ 23%= 200.000,00 ΕΥΡΩ. 

1. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία ΟΔΟ με προϋπολογισμό 200.000,00 € 
(δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρη¬ 
ση, άσφαλτος απολογιστικά με Γ.Ε. &Ο.Ε) 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Ανα- 
λήψεως και Ιωλκού, Βόλος, 2ος Όροφος, Γρ. 209, τηλ 
2421352463 μέχρι τις 24-1.-2013. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 
εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ενδεικτικό 
υπόδειγμα περίληψης διακηρύξεων για την διενέργεια 
ανοικτής δημοπρασίας έργων που δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24213 52479, ίαχ επικοι¬ 
νωνίας, 24210 48224, αρμόδιος υπάλληλος Δ. Τέκου. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29-1-2013, ημέρα 
ΤΡΙΤΗ και ώρα 1.0.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 παρ. 1 και άρθρου 17 
παρ. 8 του Ν.3669/08 και έκπτωση για τις απολογιστικές 
εργασίες της ασφάλτου σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 
55 του Ν.3669/08. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

4.1 Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ και στα Νομαρχιακά 
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Μητρώα που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του 
έργου, ήτοι: Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτι¬ 
κών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 έως και 2η τάξη, για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ εντός νομού και Α2 έως και 1η τάξη, 
για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ εκτός νομού. 

4.2 Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

4.3 Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.210,28 ευρώ με 
ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά 
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδό¬ 
ντα (180) ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Θεσσαλίας και 
τον Διευθυντή Τεχνικών Έργων. 

Βόλος, 7 Ιανουάριου 2013 

Ο Περιφερειάρχης 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 
Αρ. Διακήρυξης: 80/2013 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου διενεργεί Δ. Μ. Δ. για 
την ανάδειξη μειοδότη προμήθειας ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
για το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΨΥΧΑΡΓΩΣ - Κ.Υ. ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ 
& ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ - Π.Ι., για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατα- 
κύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 
εκατό επί της μέσης λιανικής τιμής. Ο προϋπολογισμός 
είναι 170.000,00 € με το ΦΠΑ 23%. Η ημερομηνία λήξης 
υποβολής των προσφορών είναι η 7-2-2013 και ώρα 2.00 
μ.μ.. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 
8-2-2013 και ώρα 12.00. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής 
δεν υπάρχουν. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι το 5% επί των προ- 
σφερομένων ειδών. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. 


Η παράδοση θα γίνετε στο Γ ενικό Νοσοκομείο Ναυ¬ 
πλίου και στα Κ. Υ. Λυγουριού και Κρανιδίου. Το χρονικό 
διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι μέχρι 
8-8-2013. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
Η χρηματοδότηση θα γίνει από τον προϋπολογισμό του 
Γ ενικού Νοσοκομείου Ναυπλίου. Η πληρωμή θα γίνετε 
εντός εξήντα (60) ημερών από την παράδοση των υλικών 
και την παραλαβή του τιμολογίου. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη δια¬ 
κήρυξη δίδονται στο τηλ: 2752 361183, ίαχ: 27520 22272, 
στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου νννννν.ρηη.ρον.ρΓ αρ¬ 
μόδιος υπάλληλος Θεόφιλος Καρδαμπίκης στο τμήμα 
Προμηθειών, ή τον Σπ. Προύντζο, Ασκληπιού 20, Τ.Κ. 
21100 Ναύπλιο. 

Ναύπλιο, 4 Ιανουάριου 2013 

Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ 
-*- 

(7) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 
Αριθμ. Διακ. 81/2013 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου διενεργεί Δ. Μ. Δ. 
για την ανάδειξη μειοδότη προμήθειας ΤΡΟΦΙΜΩΝ για 
το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ & ΨΥΧΑΡΓΩΣ, για ένα (1) έτος, με 
κριτήριο κατακύρωσης την Χαμηλότερη Τιμή και το 
Μεγαλύτερο Ποσοστό Έκπτωσης επί τοις εκατό στη 
διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή. Ο προϋπολογισμός 
είναι 135.000,00 € με το ΦΠΑ 13%. Η ημερομηνία λήξης 
υποβολής των προσφορών είναι η 6-2-2013 και ώρα 2.00 
μ.μ.. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 
7-2-2013 και ώρα 10.00. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής 
δεν υπάρχουν. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι το 5% επί των προ- 
σφερομένων ειδών. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Η 
παράδοση θα γίνετε στο Γ ενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου. 
Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά 
είναι μέχρι 7-8-2013. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτι¬ 
κές προσφορές. Η χρηματοδότηση θα γίνει από τον 
προϋπολογισμό του Γ ενικού Νοσοκομείου Ναυπλίου. Η 
πληρωμή θα γίνετε εντός εξήντα (60) ημερών από την 
παράδοση των υλικών και την παραλαβή του τιμολογίου. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη δια¬ 
κήρυξη δίδονται στο τηλ: 2752 361183, ίαχ: 27520 22272, 
στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου νννννν.ρηη.ρον.ρΓ αρ¬ 
μόδιος υπάλληλος Θεόφιλος Καρδαμπίκης στο τμήμα 
Προμηθειών, ή τον Σπ. Προύντζο, Ασκληπιού 20, Τ.Κ. 
21100 Ναύπλιο. 

Ναύπλιο, 4 Ιανουάριου 2013 

Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη υοοιρή: 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε μορφή ΡΥΡ/ΟΡ: 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 6 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

56 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 6 

- 

20 6 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

- 

- 

100 6 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 6 

40 6 

15 6 

Β' 

300 6 

80 6 

30 6 

Γ' 

50 6 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 6 

- 

- 

Δ' 

110 6 

30 6 

- 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή σά-τοπι από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 6 ανά 50 σελίδες. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α' 

225 6 

Β' 

320 6 

Γ' 

65 6 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 6 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Δ' 

160 6 

Α.Α.Π. 

160 6 

Ε.Β.Ι. 

65 6 

Α.Ε.Δ. 

10 6 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

2.250 6 

Δ.Δ.Σ. 

225 6 

Α.Σ.Ε.Π. 

70 6 

Ο.Π.Κ. 

- 


• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 6, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα. 


• Η καταβολή γίνεται σε όλεςτις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται. 

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι¬ 
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. 

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ¬ 
πτωση. 

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885. 

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.βΐ. 91 ·) 


Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ήίίρ://νννννν.βί.9Γ - β-πιαΜ: ννοόπΐ33ίβΓ.βί@βί.9Γ 


ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08=00 ΜΕΧΡΙ 13=30 




ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 
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